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Instemmen met de uitvoering van Project IJsei: De Ruijterkade West en beschikbaar stellen van een 
uitvoeringskrediet 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 8 maart 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 
340); 

Gelet op: 

artikel 189 van de Gemeentewet; 
hoofdstuk 3 van de Wet ruimtelijke ordening; 

Mede gezien de aangenomen motie van de raadsleden de heer Ernsting en de heer Boldewijn (Gemeen¬ 
teblad afd. 1, nr. 385, 

Besluit: 

1. in te stemmen met de uitvoering van Project IJsei De Ruijterkade West, middels een geïntegreerd 
contract en conform het Voorlopig Ontwerp (VO) maaiveld vastgesteld op 16 oktober 2012, met 
als belangrijkste onderdelen: 

a. Herinrichting en verbreding van de kade waardoor ruimte ontstaat voor een breed tweerich- 
tingsfietspad aan de kade, een servicestrook voor touringcars en riviercruises, een voetpad 
en een dubbele bomenrij; 

b. Vernieuwing en herinrichting van de openbare ruimte en weginfrastructuur van De Ruijter¬ 
kade West; 

2. kennis te nemen van de totale kostenraming van het project van € 10,93 miljoen (prijspeil 2015) 
en de reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten van € 1,67 miljoen, waardoor er per 
saldo € 9,26 miljoen voor uitvoering resteert; 

3. een uitvoeringskrediet van € 9,26 miljoen exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
van het project De Ruijterkade West en als volgt te dekken: 

a. € 5,1 miljoen uit de MlP-reserveringen ten laste van de Algemene Middelen; 

b. € 2,86 miljoen ten laste van Reserves en Voorzieningen (Reserves IJweg West); 

c. € 1,15 miljoen Brede Doel Uitkering (BDU) subsidie van de Stadsregio Amsterdam (SRA); 

d. € 0,15 miljoen overige dekkingsbronnen (bijdrage Haven voor slopen van pieren); 

4. in te stemmen met een verhoging van de toekomstige lasten voor beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte en groen van circa € 44.000 per jaar en kennis te nemen van het voorstel om 
deze op te nemen als accres in de begroting na 2018; 

5. kennis te nemen van: 
a. Planning: 

1. Start inschrijving aanbesteding: Ie kwartaal 2016; 
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2. Gunning: medio 2016; 

3. Project gereed: Ie kwartaal 2018. 

b. De werkzaamheden worden geïntegreerd aanbesteed, middels een Engineering & Construct- 
contract voor het maaiveld en Design & Constructcontract voor de kadeverbreding; 

6. kennis te nemen van de raakvlakken met omgevingsprojecten en volgordelijkheid in de planning. 
Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 20 april 2016. 

De plv. voorzitter 

E.Ünver 

De raadsgriffier 

mr. M. Pe 
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